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ARRÊTÉ 

DV  DIRECTORE 

H *? 

DU  DÉPARTEMENT  DE  L’ISERE. 
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Extrait  du  Procès-Verbal  dj.  Pluviôfe  9 
an  fécond  de  la  République  . Franç  oife  t 
une  & indivijible. 

■Vu  le  décret  du  1 6 frimaire , l’arrêté  du  comité  de 
falut  public  du  18  nivôfe,  la  lettre  du  miniftre  de  l’in- 
térieur du  ao  du  même  mois,  & les  obfervations  de 
l’ingénieur  en  chef  du  département  de  l’ifere  ; 

Le  Directoire  arrête  ce  qui  fuit  ; 

Article  Premier, 

Les  voitures,  beftiaux,  manœuvres,  agrès,  outils  St 
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matériaux  néceffaires  pour  mettre  en  état  les  grandes) 
routes  du  département , font  mis  e n réquifition  ; & en 
conféquence  , les.  communes  de  ce  département  feront 
tenues  d’exécuter , le  plutôt  poflible , les  ordres  qui  leur 
feront  adrefTés  a,  cet  effet  par  les  ingénieurs  du  dépars 
tement  ou  leurs  prépofés, 

II, 

Les  ingénieurs  défigneront  les  endroits  des,,  routes, 
qui  ont.  befoin  de  réparations , ainfl  que  les  communes 
qui  doivent  y co-opérer , avec  la  quantité  de  toifes  qui 
feront  à leur  charge  proportionnellement  à leur  faculté. 

I I I. 

Dès  que  les  officiers-municipaux,  des.  communes  auront 
reçu  l’état  de  diftribution  pour  la  partie  qui  eft  à leur 
charge,  ils  en  feront  la  répartition  à railon  de  tant  da- 
pieds  cubes  aux  différents'-  voituriers  & laboureurs  réfi~ 
dant  dans  ladite  commune-,  & leur  adjoindront  lé  nombre  • 
fiiffifant  de  manœuvres-  & d’outils  pour  fouiller,  charger 
& régaler  les  matériaux. 

IV. 

Il  fera,  par  le  confeil  de  la. commune,  nommé  deux 
commiffaires  intelligents , pour  , fous  la  direélion  des 
ingénieurs  ou  conducteurs , . fur  veiller,  aflj  dûment  l’ou- 
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vrage,  commander,  conformément  à la  lifte  arrêtée,  les 
voitures  & les  manœuvres,  & dénoncer  a l’ingénieur  ou 
au  conduéleur  principal,  les  mauvais  citoyens  qui  fe 
refuferoient  à un  travail  d’où  dépend  la  fureté  & 1» 
profpérité  de  la  République.. 

V. 

Suivant  les  eirconftances  & fuivant  les  inftruéUons  quef 
donneront  les  ingénieurs,  les  commiftairés  fufdits  pour-*- 
ront  ne  commander  à-la-fois  que  la  moitié  ou  le  tiers 
des  voitures  de  la  commune , avec  le  nombre  de  manoeu- 
vres néeeffaires  : dans  ce  cas , lorfque  cette  première 
divifton  aura  rempli  fa  tâche  , les  commiffaires  en  ren- 
dront compte  à la  municipalité  , & ils  commanderont 
une  autre  divifton  , & ainfi  fucceftivement  jufqu’à  ce  que 
la  totalité  de  l’ouvrage  foit  achevée. 

V I. 

Les  voitures  & ouvrages  ci-deftiis  feront  payés  prd^- 
portionnellement  aux  diftances  & au  travail,. d’après  les 
prix  & eftimations  faits  par  l’ingénieur  en  chef,  & dont 
extrait  fera  envoyé  à chaque  commune,  pour  la  partie 
qui  la  concerne , dans  une  lettre  qui  leur  fera  adreftee  te 
cet  effet  par  les  ingénieurs, 

V I I. 

Les  commifîaires  nommés  par  les  communes  rece^- 
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vront  un  faiaîre  qui  fera  fixé  par  la  municipalité  , vé- 
rifié & approuvé  par  le  directoire  de  département , & 
le  payement  leur  en  fera  fait  fur  un  état  du  temps 
cju’ils  auront  employé , attellé  par  les  officiers-munici- 
paux  & par  l’ingénieur  ou  conducteur  principal 

V I I I. 

La  réception  d’ouvrage  fera  faite  par  l’ingénieur  ou 
le  conducteur  principal , en  préfence  d’un  com miliaire 
nommé  par  le  ditrict  & des  deux  commiflaires  de  la 
commune. 

I X. 

Les  tas  qui  contiendroient  de  la  terre  ou  des  ma- 
tériaux de  mauvaife  qualité , feront  rebutés , & les  corn- 
miliaires  des  communes  les  feront  enlever  & remplacer 
aux  frais  de  ceux  qui  les  ont  voiturés  ; & dans  le  cas 
oit  les  commilfaires  fe  refuferoient  à remplir  cette  con- 
dition , le  conducteur  principal  la  fera  exécuter  aux 
frais  de  ces  derniers. 

X. 

Dans  le  cas  où  , pendant  l’exécution  de  Ces  travaux, 
quelques  voituriers  ou  manœuvres  auroient  befoin  d’être 
payés  de  ce  qu’ils  auroient  fait , il  leur  fera  donné  un 
à-compte  des  quatre  cinquièmes  fur  le  certificat  de  lin- 
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génieur  ou  du  conducteur  principal,  vifé  par  l’ingénieur 
en  chef  du  département. 

X I. 

Toutes  les  fournitures  de  matériaux  étant  faites  & 
reçues  , les  commiiïàires  commanderont  le  nombre  de 
monœuvres  nécefîàires  pour  enlever  les  boues  dans  la 
longueur  qui  leur  fera  alîignée  par  l’ingénieur  ou  le 
conduéteur  principal , répandre  & arranger  les  maté- 
riaux fur  la  chauffée , & mettre  le  tout  dans  le  meiW 
leur  état. 

X I I. 

Lorfque  les  boues  dépofées  fur  l’un  des  accottements 
feront  feches  , les  .commiiïàires  commanderont  des  ma- 
, nœuvres  pour  les  étendre  fur  les  deux  accottements,  dans 
les  endroits  qui  feront  dégradés  ou  trop  bas. 

XIII. 

Quand  tout  le  travail  fera  terminé,  les  ingénieurs  en 
donneront  la  réception  à la  commune  , & il  fera  délivré 
par  l’ingénieur  en  chef  un  certificat  final , au  moyen 
duquel  le  directoire  de  département  expédiera  une  or- 
donnance de  payement  au  nom  des  deux  commiffaires 
de  chaque  commune,  qui  en  recevront  le  montant  & 
fourniront  enfuite  au  direétoire  un  certificat  de  la  muni-* 
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ci p alité,  qui  conftate  qu’ils  ont  payé  Iss  voituriers,  ou- 
vriers & manœuvres  qui  ont  été  employés. 

x i y. 

L ingénieur  en  chef  prendra  toutes  les  précautions , 
& donnera  tous  les  ordres  nécetfaires  pour  que,  con- 
formément au  décret  du  1 6 frimaire,  ces  travaux  foieat 
finis  au  ij  germinal  prochain  au  plus  tard.  Les  con- 
feils-généraux  des  communes  feront  perfonneîlement  ref- 
gonfables  de  l’exécution  du  préfent.  Les  voituriers  & ma- 
nœuvres  à qui  la  portion  de  travail  aura  été  fixée  , feront 
tenus  d’y  déférer  avec  ce  zele  & cette  aéfivité  que  la  Répu- 
blique efi:  en  droit  d’attendre  de.fes  enfants;  & fi  quel- 
qu’un des  ci-defiiis  nommés  fe  refufoit  à remplir  un; 
devoir  facré  quand  la  patrie  le  demande , il  fera  regardé 
comme  Lufped , & traité  comme  tel. 

X V. 

Les  comités  révolutionnaires  de  toutes  les  communes 
font  invités  à furveiiler  l’exécution  de  ces  ouvrages,  &: 
à dénoncer  & traiter  comme  mauvais  patriote  & fuf- 
ped,  tout  individu  qui  refuferoit  de  latisfaire  au  travail 
qui  lui  fera  fixé,  & qui  oferoit  fe  permettre  d’oppofer 
des  entraves  à cette  mefure  générale  qu’exige  le  falut 
de  la  patrie. 

XVI. 

Les  ingénieurs  feront  paftèr,  le  plutôt  polfible , & mêm& 
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par  des  exprès , à chaque  commune  -,  la  partie  du  tra- 
• vail  dont  elle  fera  chargée  , & font  autorifés  à faire , 
pour  la  prompte  exécution  defdits  ouvrages,  toutes  les 
requilitions  néceftaires , conformément  à l’arrêté  du  comité 
de  falut  public  & au  préfent. 

XV  IL 

Le  direéloire  de  département  ne  prend  le  parti  de 
faire  parvenir  aux  communes,  par  la  voie  de  l’ingénieur, 
l’état  du  travail  dont  elles  font  chargées,  que-  pour  accé- 
lérer l’avancement  de  ces  réparations;  mais  cependant 
l’ingénieur  en  chef  fera  palier,  à chaque  diftriél:,  l’état 
des  travaux  dont  chaque  commune  de  fon  arrondilfement 
eft  chargé,  & les  direéloires  de  diftriél:  font  invités  à 
en  fuivre  l’exécution  & à employer  tous  les  moyens 
qui  font  en  leur  pouvoir,  pour  en  accélérer  la  perfec- 
tion le  plutôt  poiïible  , & impérieufement  avant  le  1 5 
germinal  prochain. 

XVIII. 

Le  préfent  arrêté  fera  imprimé  en  nombre  fufïïfant 
pour  être  remis  à l’ingénieur  en  chef,  qui  le  fera  pu- 
blier, afficher  & exécuter  par-tout  où  befoin  fera,  & il 
en  fera  adreffé  un  exemplaire  à la  convention  nationale, 
au  comité  de  falut  public,  aux  repréfentants  du  peuple 
près  l’armée  des  Alpes,  au  miniftre  de  l’intérieur,  aux 
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quatre  diftri&s  de  ce  département  & aux  comités  de  fur- 
veillance  des  communes  intéreflees. 

Certifié  conforme  à V original  Signés  DRE VON , Préfident ; 
B.  RoYEll , fecré taire- général 

Pallié  & affiché  de  la  part  de  V Adminijlration  de 

par  lefoufligné  Afficheur  ordinaire.  A 

An  fécond  de  la  République  Franqoife . 


A GRENOBLE , 

ÇheiJ.  M*  CuCHEî  , Imprimeur  du  Département  de  l'Ifers^ 


